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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 101 

16 Μαρτίου 2007 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Αριθμ. 2366 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Λάρισας εκθέτει σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων'Εργων, δηλαδή 
του ν. 1418/1984, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση 
του ιδίως με τους ν. 2052/1992, ν. 2229/1994, ν. 2338/1995, 
ν. 2372/1996, ν. 2940/2001, ν. 3212/2003, του ν. 3263/2004, 
ν. 3316/2005 και του ν. 3481/2006 και τα εκτελεστικά 
τους π.δ., της οδηγίας 2004/18 Ε.Κ., σε δημόσιο μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το 
σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτω¬ 
σης» (άρθρο 7 π.δ. 609/1985) την εκτέλεση του έργου: 
«Υπογείωση υφισταμένου δικτύου άρδευσης Δήμου Νέσ- 
σωνα», προϋπολογισμού 970.000,00 €. Εκ των οποίων 
783.611,05 € για εργασίες με ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα, 
31.515,00 για αναθεώρηση και 154.873,95 για Φ.Π.Α. και 
ανήκει στη κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 
3.4.2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει η 
επίδοση των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Εγγείων Βελτιώσεων, οδός Φαρσάλων 148 - Λάρισα τηλ. 
2410/670-392. 

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές, σύμφωνα με τις δι¬ 
ατάξεις που αναφέρονται στην εισαγωγή της παρού¬ 
σας: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις. 

β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στη 1η Τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) 

Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις με πτυχία των παραπά¬ 
νω κατηγοριών και τάξεων υπόκεινται στον περιορισμό 
των κατωτάτων ορίων των πτυχίων, με την υποχρέωση 
υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που 


προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα Δημό¬ 
σια Έργα, καθώς και βεβαιώσεις του Ι.Κ.Α.. 

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις 
μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005, 
ενώ η σύναψη της σχετικής σύμβασης υπάγεται στη 
διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του άρθρου 4 του 
ίδιου νόμου. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζε¬ 
ται σε 15.672,22 €. 

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπη¬ 
ρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό τη Διεύθυνση Εγγείων 
Βελτιώσεων και Υδατικών Πόρων, Φαρσάλων 148 - Τ.Κ. 
413 35, είτε στο φορέα κατασκευής είτε στον κύριο του 
έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

- Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δε¬ 
κτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 180 ημερο¬ 
λογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης 
(άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει, 
μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 4 παρ. 12 του 
ν. 3481/2006). 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Δημοσίων 
Επενδύσεων ΣΑΕ 081 / 3 και συγχρηματοδοτείται από 
την Ε.Ε. στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ Από το ΕΓΤΠΕ - ΠΡ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι και την 29.3.2007 ημέρα Πέμπτη από τα γρα¬ 
φεία της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων και Υδατικών 
Πόρων, Φαρσάλων 148 - Τ.Κ. 41 335,. 

Πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη της μελέτης παρέ¬ 
χονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώ¬ 
σεων, οδός Φαρσάλων 148 - Λάρισα, τηλ. 2410/670-392 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από το τμήμα Μ.Κ.Μ. και από 
ώρα 8:00 έως 13:00 π.μ.. 

Λάρισα, 8 Μαρτίου 2007 

Ο Διευθυντής 
ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Αριθμ. 2265 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Εύβοιας, 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
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έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΣΚΥΡΟΥ», με προϋ¬ 
πολογισμό 1.500.000,00 ευρώ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟ¬ 
ΒΛΗΤΩΝ, με προϋπολογισμό 809.557,59 € (δαπάνη ερ¬ 
γασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 

β) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 
203.725,89 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα) και 

γ) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋ¬ 
πολογισμό 244.428,06 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας (Λεωφ. 
Χαϊνά 102, Χαλκίδα), μέχρι την 29.3.2007. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22210 36265, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 22210 85141, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Μ. Συρμακέζη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 3.4.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10 η π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ- 
ΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟ¬ 
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

Γ ενικώς 

Νομός 
έδρας 
και ένας 
όμορος 
Νομός 

Αναβαθ¬ 

μισμένη 

Κ/Ξ 

> ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

809.557,59 

2 η , 3 η 

2 Π , 3 η , 4 η 

1 η 

> ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

203.725,89 

Α2, η 

2 η 

Α2,1", 2" 


> ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ- 
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

244.428,06 

Α2, η 

2 η 

Α2 ,1", 2" 



β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 25.155,00 ευρώ και 
ισχύος τουλάχιστον (300) τριακοσίων ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι (270) διακόσιες εβδομήντα ημέρες. 

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το 
Διαρθρωτικό Ταμείο ΕΤΠΑ και κατά 20% από Εθνικούς 
Πόρους, από το Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και 
χρηματοδοτείται μέσω της ΣΑΕ 075/3. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Α. Εύβοιας. 

Χαλκίδα, 7 Μαρτίου 2007 
Ο Νομάρχης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 


(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 1642/07) 

1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Διεύθυνση 
Δημοσίων'Εργων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για 
την ανάθεση του έργου «Συντήρηση ασφαλτικών οδο¬ 
στρωμάτων της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών», με 
προϋπολογισμό 400.000,00 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει 
μία κατηγορία εργασιών Οδοποιίας, με προϋπολογι¬ 
σμό 327.813,52 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας 
ΔΕΣΕ/ΠΚΜ, Στρωμνίτσης 53, 4 ος όροφ., Θεσ/νίκη, μέχρι 
τις 12.4.2007, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 390109, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2310 309263, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Δημήτριος Βάπελας. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17-4-2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι το σύστημα των επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις 1 ρ και 2 η ανεξάρτητα από την 
έδρα τους και τάξη 3 η με έδρα ή δεύτερη επιλογή το 
Ν. Θεσσαλονίκης, στην κατηγορία οδοποιίας, β) αλλο¬ 
δαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο, γ) κοι¬ 
νοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, εγγεγραμμένων 
στην τάξη Α2 του Μ.Ε.ΕΠ., για έργα κατηγορίας οδοποι¬ 
ίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του 
ν. 1418/1984 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.560,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΤΕΟ Α.Ε. 
(χρήση 2006). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Διεύθυνση Δημοσίων'Εργων / ΠΚΜ. 

Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου 2007 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 1763/07 

1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Διεύθυνση 
Δημοσίων Έργων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση ασφαλτικών 
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οδοστρωμάτων της Επαρχιακής Οδού Ν. Μουδανιών - 
Νικήτης - Κυκλώματος Σιθωνίας», με προϋπολογισμό 
300.000,00 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει μία κατηγορία 
εργασιών Οδοποιίας, με προϋπολογισμό 251.626,92 ευρώ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας 
ΔΕΣΕ/ΠΚΜ, Στρωμνίτσης 53, 4 ος όροφ., Θεσ/νίκη, μέχρι 
τις 29.3.2007, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 390155, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2310 309263, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Μαρίνα Στρατάκη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3.4.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι το σύστημα των επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α2,1 Γ και 2 η ανεξάρτητα από την 
έδρα τους και τάξη 3 η με έδρα ή δεύτερη επιλογή το Ν. 
Χαλκιδικής, στην κατηγορία οδοποιίας, β) αλλοδαποί δι- 
αγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.035,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΤΕΟ Α.Ε. 
(χρήση 2006). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Διεύθυνση Δημοσίων'Εργων / ΠΚΜ. 

Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 

Αριθμ. 6373 

Ο Δήμαρχος Κερκυραίων προκηρύσσει την επιλογή 
Αναδόχου, με ταχτικό διαγωνισμό και με κριτήριο τη 
συμφερότερη προσφορά για τους Διαγωνιζόμενους που 
πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, για το έργο «Σχεδι- 
ασμός Βάσης Δεδομένων, Δημιουργία και καταχώριση 
στοιχείων για ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση πολιτιστι¬ 
κού υλικού». Στα πλαίσια του Μέτρου 2.4 του ΕΠΙΧΕΙΡΗ¬ 
ΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Κοινωνία της Πληροφορίας 
(ΕΠΚτΠ)». 

Ο προϋπολογισμός παροχής των παραπάνω υπηρε¬ 
σιών για το έτος 2007 ανέρχεται σε 21.093 € (περιλαμ- 
βανομένου Φ.Π.Α. 19%) και βαρύνει τον Κ.Α. 30.7413.004 
του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2007. Το έργο 
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν¬ 
δύσεων (συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση 75% 


Εθνικοί πόροι 25%), Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
απατείται εγγύηση ποσού 1 .055 €. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα που ασχολούνται με την παροχή παρόμοιων υπη¬ 
ρεσιών. Στην ομάδα των διαγωνιζόμενων θα πρέπει να 
υπάρχουν υποχρεωτικά: 

• Αρχειονόμοι - Βιβλιοθηκονόμοι ειδικευμένοι στην 
τεκμηρίωση Αρχείων 

• Φωτογράφοι ειδικευμένοι στην ψηφιακή φωτογρά¬ 
φηση εκθεμάτων 

• Προγραμματιστές Η/Υ με γνώση εργαλείων ψηφι- 
οποίησης 

οι οποίοι θα ανήκουν σε αυτοτελές γραφείο (εταιρεία) 
ή σύμπραξη γραφείων (εταιρειών) ή / και σύμπραξη ιδι¬ 
ωτών επιστημόνων, ©α συνεκτιμηθεί η κατοχή μελετη¬ 
τικών πτυχίων. 

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του Ανάδοχου 
εκτιμάται σε 10 μήνες, αρχίζει δε από την ημέρα υπο¬ 
γραφής του συμφωνητικού. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστη¬ 
μα, πλατεία Μιχαήλ Οεοτόκη, 49 100 Κέρκυρα από την 
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, την 30.3.2007 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 12.00 μ. (ώρα λήξης υποβολής προ¬ 
σφορών). 

Αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης και λοιπών πλη¬ 
ροφοριακών στοιχείων του διαγωνισμού διατίθενται 
από το γραφείο Προγραμματισμού και ανάπτυξης του 
Δήμου Κερκυραίων, Πλατεία Μιχαήλ Οεοτόκη, Κέρκυρα, 
τηλ. 26610 42601, ΡΑΧ: 2661039500, Κότσης Γεώργιος. 
Πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα νννννν.οοόυ.ρΓ. 

Κέρκυρα, 12 Μαρτίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΙΚΑΛΕΦ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Αριθμ. 644 

Ο Δήμος Παληοκάστρου διακηρύσσει ότι την 3 η του 
μηνός Απριλίου έτους 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο 
Παληοκάστρου, εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με το 
σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας των επί μέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο τι¬ 
μολόγιο της υπηρεσίας και καλεί του ενδιαφερομένους 
εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
(ΧΥΤΑ) ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ». 

Η ανοικτή δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την 
κατασκευή του ως άνω έργου, θα διεξαχθεί σύμφωνα 
με α) τις διατάξεις των ν 1418/1984 και 3263/2004 όπως 
ισχύουν σήμερα, και των κανονιστικών πράξεων (π.δ. και 
Υ.Α.) που εκδόθηκαν προς εκτέλεση τους και β) τους 
όρους αναλυτικής διακήρυξης . 

Ο προϋπολογισμός εργασιών του έργου με βάσει την 
μελέτη με αριθμό 10/07 θεώρησης 21.2.2007 Τ.Υ.Δ.Κ. Τρι¬ 
κάλων, ανέρχεται το ποσό των 4.980.000,00 ευρώ μαζί 
με Φ.Π.Α.. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. εγγεγραμμένες στο μητρώο εργοληπτών επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στη 4 Η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιοδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ.7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην Ίδια κατηγορία), 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην 3 Η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθε¬ 
νται από τους διαγωνιζόμενους, εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας (χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.) δηλαδή στο ποσό των 82.720,00 ευρώ με 
χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των δέκα (10) μηνών από την 
ημερομηνία δημοπράτησης. 

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπη¬ 
ρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό ,είτε στο φορέα κα¬ 
τασκευής ,είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση 
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές 
όλων των μελών της. 

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 
δέκα έξι (16) μήνες. Οι αποκλειστικές και τμηματικές 
προθεσμίες αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 


Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Γ' ΠΕΠ 
Θεσσαλίας κατά 80% από το ΕΤΠΑ και κατά 20% από 
Εθνικούς Πόρους. 

Τεύχη χορηγούνται στους ενδιαφερομένους από το 
Δήμο, εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή των προσφορών (χωρίς να 
προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγού¬ 
νται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέ¬ 
ρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Γ ια την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι κα¬ 
ταβάλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρ¬ 
χεται σε τριάντα (30) ευρώ. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή διεξαχθεί 
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διεξαχθεί 
σε νέα ημερομηνία (και ώρα 10:00 π.μ.) που θα καθορίσει 
η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερο¬ 
μηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Η ίδια 
διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τα 
σχετικά του διαγωνισμού προσερχόμενοι όλες τις ερ¬ 
γάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Πα- 
ληοκάστρου στα τηλ. 2431087752/53 και στην Τ.Υ.Δ.Κ. 
Ν. Τρικάλων στα τηλ. 2431033020/28069. 

Παλαιόπυργος, 12 Μαρτίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 

Αριθμ. 1003 

Ο Δήμαρχος Ευεργέτουλα διακηρύσσει ότι την 10 η του 
μηνός Απριλίου του έτους 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δη¬ 
μαρχείο Ευεργέτουλα, θα διεξαχθεί ανοιχτή δημοπρα¬ 
σία με το σύστημα υποβολής προσφοράς του ενιαίου 
ποσοστού έκπτωσης [άρθρο 6 π.δ. 609/1985] σύμφωνο 
με τις διατάξεις του ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους ν. 3212/2003, 
ν. 2229/1994, ν. 2338/1995, ν. 2576/1998, ν. 2940/01, τις δι¬ 
ατάξεις των π.δ. 609/1985, π.δ. 402/1996 π.δ. 472/1985 και 
π.δ. 210/1997 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα 
και των ν. 3263/2004 και 3481/2006 για την κατασκευή 
του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕ¬ 
ΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ Κ. ΤΡΙΤΟΥΣ», 
προϋπολογισμού 122.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την 226/15.12.2006 μελέτη της ΤΥΔΚ). 
Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το πρό¬ 
γραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) Δαπάνη εργασιών ευρώ 71.418,90 β) ΓΕ 
και ΟΕ: ευρώ 12.855,40, γ) Απρόβλεπτα ευρώ 12.641,15, δ) 
Αναθεώρηση: 1.049,15 ευρώ και Φ.Π.Α.: ευρώ 14.035,40. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την 
έδρα του Δήμου Ευεργέτουλα - Συκούντα Λέσβου -Τ.Κ. 
81101 - Αγιάσος, μέχρι τις 5.4.2007. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩΔ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2,1 η , τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδο¬ 
μικά ή Α2, 1 η με έδρα τον Νομό Λέσβου ή ως δεύτερη 
δηλωμένη έδρα. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Π.Ο.Ε., όπου τηρού¬ 
νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, όπου δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη¬ 
πτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια 
ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 και υπό τον όρο ότι κάθε Εργο¬ 
ληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό 
σχήμα με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο του 25% 
της καλούμενης κατηγορίας. 

3) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 2.138,31 ευρώ και 
η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το 
Δήμο Ευεργέτουλα. Οι συμμετάσχοντες στο διαγωνισμό 
υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δι- 
καιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατά¬ 
ξεις για τα δημόσια έργα . Η προθεσμία περάτωσης του 
έργου είναι εκατό πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ευεργέτουλα. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Ευεργέτουλα, αρμόδιος 
υπάλληλος Τζίνης (τηλ.: 2251-0-93454- Φαξ: 2251-0-93701) 
και την Τ.Υ.Δ.Κ. Λέσβου, αρμόδιος Παπαχριστοφόρου 
(τηλ.: 2251-0-46003), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο του 
έργου. 

Συκούντα, 13 Μαρτίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΛΥΠΑΘΕΛΛΗΣ 


( 8 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ1) 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο¬ 
σίων Έργων, Διεύθυνση Οδικών Έργων (Δ1) δημοσιεύει 
την παρακάτω Προκήρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου 
του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α/Κ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ- 
ΔΕΤΗΡΙΟΙ ΟΔΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος της Διακή¬ 
ρυξης του διαγωνισμού. 

Η παρούσα προκήρυξη του διαγωνισμού συντάχθηκε 
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΒ - ανοικτή διαδικασία 
της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία 97/52/ΕΟΚ. 

1. Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, διεύθυνση, 
αριθμοί τηλεφώνου, τηλεγράφου, τηλετύπου και τηλε¬ 
ομοιοτυπίας της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Διεύθυνση Δ1 της Γεν. Γραμματείας ΔημοσίωνΈρ- 
γων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., οδός Μουστοξύδη 7, Τ.Κ. 11473 
Αθήνα, Ελλάδα, Πληροφορίες τηλ. 210 6464419, ΐαχ 
2106428159. 

2. α) Επιλέγεις τρόπος σύναψης της σύμβασης. 

Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 και του 
ν. 3263/2004. 

β) Τύπος σύμβασης για τη σύναψη της οποίας γίνεται 
η πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

Σύμβαση Δημοσίου Έργου 

3. α) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών. 

Νομός Ηρακλείου - Περιφέρεια Κρήτης. 

Κωδικός ΝΙΙΤ5 ΘΒ431 

β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτη¬ 
ριστικά του έργου. 

Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι η κατασκευή του 
Α/Κ Παπαναστασίου και οι συνδετήριοι οδοί της παρά¬ 
καμψης Ηρακλείου. 

Πλήρης κατασκευή του Α/Κ Παπαναστασίου (χωμα- 
τουργικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά, αποχέτευση, σή¬ 
μανση, ασφάλιση και ηλεκτροφωτισμός). 

Η πλήρης περιγραφή του προς κατασκευή έργου γί¬ 
νεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 

γ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (ΟΡ\/) 
Κύριο Αντικείμενο 45233100 

4. Προϋπολογισμός έργου 

6.781.512,60 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

5. Προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών. 

Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της 
Σύμβασης. 

6. α) Οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη 
της σύμβασης μπορούν να ζητηθούν από: 

ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ της Γενικής Γραμματείας ΔημοσίωνΈρ- 
γων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΈ, οδός Γ. Παπανδρέου 58, Τ.Κ. 71306 
Ηράκλειο Κρήτης 

τηλ. 2810 335750, ίαχ 2810 335710. 

β) Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης θα γίνεται 
μέχρι έξι (6) ημερολογιακές μέρες πριν την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού, εφ’ όσον καταβληθεί στην 
Υπηρεσία Δημοπράτησης η σχετική δαπάνη για έξοδα 
αναπαραγωγής. 
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7. α) Ημερομηνία λήξης των προσφορών. 

17.4.2007 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προ¬ 
σφορών). 

β) Οι προσφορές πρέπει να διαβιβαστούν. 

Στην ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., οδός Γ. Παπανδρέου 58, Τ.Κ. 
71306 Ηράκλειο Κρήτης. 

γ) Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν σε γλώσσα 
ελληνική. 

8. α) Στην αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται 
να παραστούν, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζο- 
μένων. 

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των 
προσφορών θα γίνει την ημέρα διεξαγωγής του δι¬ 
αγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3481/2006, 
ήτοι την Τρίτη 17 Απριλίου 2007, ώρα 10:00 π.μ., οδός Γ. 
Παπανδρέου 58, Τ.Κ. 71306 Ηράκλειο Κρήτης. 

9. Απαιτείται Εγγυητική Επιστολή ποσού 128.563,75 €, 
ισχύος τουλάχιστον 10 μηνών, συνοδευόμενη από επί¬ 
σημη μετάφραση στην ελληνική. 

Για την υπογραφή της σύμβασης εγγυήσεις ύψους 
321.409,37 € και σε περίπτωση προσφερόμενου ποσο¬ 
στού έκπτωσης μεγαλύτερου του 12% παροχή πρόσθε¬ 
των εγγυήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 
του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

10. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με 
ποσοστό 50% μέσω του ΕΠ/ΟΑΛΑΑ ΜΕΤΡΟ 3.2 (αριθμ. 
Έργου 2002ΣΕ07130021) και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του 
ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24.8.1993). 

11. Για Κοινοπραξία επιχειρήσεων, εφόσον της ανατε¬ 
θεί η σύμβαση, ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 
35 του π.δ. 609/1985 εκτελεστικού του ν. 1418/1984, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3263/2004. 

12. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές : 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην 4 η ή 5 η τάξη για έργα κατηγορίας 
οδοποιίας ή 6 η τάξη για έργα οδοποιίας με έδρα το 
Νομό Ηρακλείου ή έχουν δηλώσει το Νομό Ηρακλείου 
ως δεύτερο Νομό. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 


συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Δ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

13. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα 

Δεν απαιτείται. 

14. Τεχνική ικανότητα 

Κατάλογος εκτελεσμένων έργων τελευταίας πενταε¬ 
τίας με πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης (άρθρο 23 παρ. 
23.4 της Διακήρυξης). 

15. Περίοδος για την οποία κάθε υποψήφιος δεσμεύε¬ 
ται με την προσφορά του είναι εννέα (9) μήνες από την 
ημερομηνία επίδοσης προσφοράς. 

16. Το κριτήριο βάσει των οποίων, θα γίνει η ανάθεση 
της Σύμβασης παρέχεται στα τεύχη Δημοπράτησης. 

17. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

18. Πρόσθετες πληροφορίες 

Πέραν των άλλων ισχύουν και οι διατάξεις περί ελέγ¬ 
χου, συνεπειών και κυρώσεων των ασυμβίβαστων ιδιο¬ 
τήτων καθώς και ονομαστικοποίησης των μετοχών του 
ν. 3310/2005 ως ισχύει. 

Επισημαίνεται η δυνατότητα χρήσης «επί έλασσον 
δαπανών» των επιμέρους συμβατικών εργασιών σύμφω¬ 
να με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 1418/1984, όπως 
ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 1 του 
άρθρου 4 του ν. 3481/2006. 

19. Υποβολή προσφυγών 

Σε προθεσμία 5 ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος 
έλαβε γνώση με οποιοδήποτε τρόπο της παράνομης 
πράξης ή παράλειψης ή αφότου ανακοινώθηκε η πράξη 
κατά τα οριζόμενα στην Διακήρυξη για τις πράξεις που 
προβλέπονται σε αυτή. 

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 

Ο Διευθυντής 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΗΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Αριθμ. 3203 

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει πρόχειρο δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 
με τίτλο: «Παροχές γάλακτος» για τις ανάγκες του ερ- 
γατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 
20.100,00 € (είκοσι χιλιάδες εκατό €) συμπεριλαμβανο- 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


1547 


μενού του Φ.Π.Α. και ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 5/2007 μελέτη της Διεύθυνσης ΤΥ 
του Δήμου Καστοριάς και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 
30/2007 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Αρμόδι¬ 
ας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ.) στο 
Δημαρχείο Καστοριάς, στις 27.3.2007 ημέρα Τρίτη και 
από ώρα 09:30 (έναρξη) μέχρι 10:00 (λήξη παράδοσης 
προσφορών) εκτός και αν η επίδοση των προσφορών 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά από την ώρα αυτή. 
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται όσοι νόμιμα ασκούν 
την κατασκευή ή εμπορία του δημοπρατούμενου εί¬ 
δους. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.), δηλαδή 1.005,00 €, για κάθε διαγωνιζόμενο 
και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Τ.Π. και 
Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης τράπεζας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των 
όρων της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα έντυπα 
του διαγωνισμού όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
μετά την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού 
από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Δήμου 
Καστοριάς, Ταχ. Διεύθυνση: Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέ¬ 
γαρο, Τηλέφωνο : 2467026194, Αριθμός ΦΑΞ: 2467022451, 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ίηίο@Ι<35ΐοΐΊ3θίΙγ.ς|ΐ'. 

Καστοριά, 13 Μαρτίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΓΑΛΙΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Αριθμ. 2290 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Γεροποτάμου διακηρύττει 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΕΡΑΜΑ ΠΡΟΣ «ΛΕΙΒΑΔΙΑ» 
ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ» με προϋπολογισμό 390.000,00 €. 

Το έργο αποτελείται από κατηγορία εργασιών ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 325.635,08 €. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ρεθύμνου, στην οδό Χορτάτζη 20, στο Ρέθυμνο, 
Τ.Κ. 74100, μέχρι τις 28 Μαρτίου 2007 πριν τη δημοπρα¬ 
σία. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα 
τύπου Β. 

Πληροφορίες στην Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Ρεθύμνης (τηλ. 28310 
22454) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ί3χ επικοι¬ 
νωνίας 28310 22864, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία 
Σ. Καπετανάκης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, στον οικισμό Πέραμα Μυλοποτάμου 
του Ν. Ρεθύμνης, την 03 του μήνα Απριλίου 2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
από την αρμόδια επιτροπή. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
την ημερομηνία η οποία θα ορισθεί με πράξη της Προ¬ 


ϊστάμενης Αρχής και σύμφωνα με το άρθρο 18 της ανα¬ 
λυτικής διακήρυξης. 

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύ¬ 
στημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Α. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη 
ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1 η τάξη 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

Β. Προερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένοι σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 

6.500,00€ που θα απευθύνεται προς το Δήμο ΓΕΡΟ¬ 
ΠΟΤΑΜΟΥ και ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «Αγροτική - Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της 
υπαίθρου 2000-2006» με ποσοστό συγχρηματοδότη- 
σης 80% από το ΕΓΤΠΕ-Π και 20% από εθνική δαπάνη 
(Αριθμός ΟΠΣ 113211). 

Πέραμα, 12 Μαρτίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ 

1. Ο Πρόεδρος Κοινότητας Πολυδενδρίου Αττικής προ¬ 
κηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές και αξιολόγηση με κριτήριο κατακύρωσης 
την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για την 
ανάθεση του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων Κοι¬ 
νότητας Πολυδενδρίου», προϋπολογισμού δαπάνης € 
168.950,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα 
με τις δ/ξεις του π.δ. 28/1980 και του ν. 3463/2006. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 13 η Απριλίου 2007 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 12 η μεσημβρινή και ώρα λήξης 12:30 
μ.μ. ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρι¬ 
σμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά και ασκούν ιδιαίτερο επάγγελμα (Διαχείριση 
απορριμμάτων) και εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά 
με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογωσία και την εμπει¬ 
ρία για την εκτέλεση του έργου αυτού. 
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Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέ¬ 
πει υποχρεωτικά να ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό 
ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού. Επίσης, πρέπει να έχουν 
και να τηρούν τις υπό του νόμου προϋποθέσεις για την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

4. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία 
ορίζεται σε € 3.379,00 (ποσό που καλύπτει το 2% της 
συνολικώς προϋπολογισθείσης δαπάνης), πρέπει να 
απευθύνεται προς την Κοινότητα Πολυδενδρίου Ατ¬ 
τικής καινά βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προ¬ 
θεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των 90 
ημερολογιακών ημερών. 

Πληροφορίες στο Κοινοτικό Κατάστημα Πολυδενδρίου 
καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
τηλέφωνο 2295-0-52498, καθώς και παραλαβή τευχών 
με τους όρους διακήρυξης. 

Πολυδένδρι, 13 Μαρτίου 2007 

Ο Πρόεδρος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΚΙΡΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

Αριθμ. 2/2007 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού την 
14 Μαΐου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, θα δι¬ 
ενεργήσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με έγγραφες 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης 
την συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια δύο (2) 
συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (ϋΡ3), συνο¬ 
λικής ισχύος 400ΚΝ/Α, για ανάγκες ΣΔΑΜ, εκτιμώμενου 
κόστους 240.000 €. 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει την 14.5.2007 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 ενώπιον της Ανωτάτης 
Επιτροπής Προμηθειών του Πολεμικού Ναυτικού, στην 
Διεύθυνση Παπαρρηγοπούλου 2 Πλατεία Κλαυθμώνος 
Αθήνα τηλ. 210 3368630. 

Για την παραλαβή της σχετικής διακήρυξης, οι ενδια¬ 
φερόμενοι να απευθύνονται στην, ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, οδό Παπαρρηγοπούλου 2 Αθήνα, τηλ. 
210 3368630-210 3234463, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Αριθμός Διακήρυξης: ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ 2/07 (ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ 
Φ.900.6/1/07 από 12.3.2007). 

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 

Ο Διευθυντής 
Δ. ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αριθμ. 8246 

Ανακοινώνουμε ότι το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής 
διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια νωπού 
κρέατος για ένα έτος, με αριθμό διακήρυξης 30.07 

Προϋπολογισμού: 120.000,00 €. 

Τόπος Παράδοσης: Ψ.Ν.Α.. 


Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 23.4.2007 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 μ.μ. στα γραφεία του 
Διοικητηρίου. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διεύθυνσης στον Ελλη¬ 
νικό τύπο την 16.3.2007. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 7:00 π.μ. 
-14.30 μμ. στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Λεωφ. 
Αθηνών 374 τηλ.: 210-5388117 και στην ιστοσελίδα νννννν. 
ρεγίιαΙ.ρΓ. (για την παραλαβή της Διακήρυξης). 

Χαϊδάρι, 13 Μαρτίου 2007 

Η Διευθύντρια Δ.Υ. κ.α.α. 

ΔΗΜ. ΣΚΙΑΔΑ 
-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 

Αριθμ. 383 

Η Κοινότητα Σαμαρίνας διακηρύττει ότι την 17 του 
μηνός Απριλίου του έτους 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Κοι¬ 
νοτικό Κατάστημα Σαμαρίνας (Εργατικής Πρωτομαγιάς 
14 - Τ.Κ. 41222 Λάρισα (χειμερινή έδρα)), θα διεξαχθεί 
με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών 
εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρω¬ 
μένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/84 όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους 
ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, 
ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις διατάξεις του π.δ. 334/2000, 
π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, κ.α. όπως τροποποιήθη: αν και 
ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: 
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ - Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ». 

Ο κωδικός του έργου είναι: 98764 και πρόκειται για το 
υποέργο με τίτλο «ΑΠΟΧΕΙΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ - Ν. 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογι¬ 
σμό 371.782,63 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασι¬ 
ών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρη¬ 
σης 2/2007 της Τ.Υ.Δ.Κ. Γρεβενών, ανέρχεται στο ποσό 
των 371.782,63 ευρώ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και 
στο ποσό των 460.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, τότε θα διενερ- 
γηθεί στις 24.4.2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
και εάν ομοίως δε διεξαχθεί την ημέρα αυτή, τότε θα 
διενεργηθεί στις 8.5.2007 (δεν αφορά τις περιπτώσεις 
επανάληψης της δημοπρασίας). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα 
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της Κοινότητας (Εργατικής Πρωτομαγιάς 14 - Τ.Κ. 41222 
Λάρισα (χειμερινή έδρα)), μέχρι την Πέμπτη 12.4.2007. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: Μεμονωμένες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στις τάξεις 1 Γ ή 2 η , ανεξαρτήτως νομού ή 3 η για 
τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα το Ν. Γρεβενών ή αν 
τον δήλωσαν ως δεύτερη επιλογή της, της κατηγορίας 
των έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (371.782,63 ευρώ). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικοί Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιοδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 7.435,65 ευρώ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Κοινότητα Σαμαρίνας. Η ισχύς της θα είναι τουλά¬ 
χιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 


διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
180 ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 180 (εκατόν 
ογδόντα) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου 2000-2006» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 
80% από το ΚΓ.Τ.Π.Ε.-Π. και 20% από Εθνική Δαπάνη 
(Αριθμός ΣΑΕ 2823). 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το 
Κοινοτικό Συμβούλιο Σαμαρίνας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από την Κοινότητα Σαμαρίνας, αρμόδιοι 
υπάλληλοι Χρήστος Γιώτσας, Σωτήριος Ταμπούκας (τηλ.: 
2410536741 Φαξ: 2410536741) και την Τ.Υ.Δ.Κ. Γρεβενών 
(τηλ.: 2462076427 Φάξ: 24620764:3), τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Σαμαρίνα, 13 Μαρτίου 2007 

Ο Πρόεδρος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΗΜΑΣ 

-♦- 

(15) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

Αριθμ. 870 

Ο Δασάρχης Ολυμπίας προκηρύσσει ανοικτό δημό¬ 
σιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την 
κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: ΘΕΙΣΟΑ - ΓΕΦΥΡΙ ΚΟΥΚΟΥ ΚΑΙ 
ΜΑΤΕΣΙ - ΣΕΚΟΥΛΑ - ΔΑΦΝΟΥΛΑ», με το σύστημα του 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παρ. 4α του ν. 1418/1984 και του άρθρου β 
του π.δ. 609/1985 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
4 του π.δ. 218/1999 και το ν. 2940/2001, προϋπολογισμού 
147.135,41 € και συνολικού προϋπολογισμού με Αναθεώ¬ 
ρηση και Φ.Π.Α. 180.000,00 € με συγχρηματοδότηση από 
το ΕΓΤΠΕ-Π στο πλαίσιο του Μέτρου 6.1.5 «Διαχείριση 
και προστασία δασικών οικοσυστημάτων». 

Το έργο εντάχθηκε στο Γ' ΠΕΠ/ΔΕ 2000-2008 με 
την υπ’ αριθμ. 2286/20.2.2007 απόφαση του Γ.Γ. ΠΔΕ. Η 
κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε ποσοστό 80% και 
καλύπτεται από το ΕΓΤΠΕ-Π, ενώ σε 20% ανέρχεται η 
κρατική συμμετοχή. Η απόδοση των πιστώσεων θα γίνει 
με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, 
μέσω της ΣΑΕΠ 001/3. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 3.4.2007 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δα¬ 
σαρχείο Ολυμπίας, Διεύθυνση Κρέστενα, ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία, την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δι¬ 
εξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστο¬ 
ποιηθεί με ΐαχ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 
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πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Γ' ΚΠΣ από Πιστώ¬ 
σεις ΕΓΤΠΕ-Π με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2007, 
180.000,00 € 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, εφόσον ανήκουν στην 
Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 
Α2 τάξη και άνω νια έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στε¬ 
λεχωμένες με Δασολόγους ή Δασοπόνους 

- Επίσης γίνονται δεκτές και Επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για αντίστοιχα έργα, 
που ασκούνται από πρόσωπα που πληρούν τις προϋπο¬ 
θέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 
225/1993 (Φ.Ε.Κ. Α'91) καθώς και Εργολήπτες Δημοσίων 
δασοτεχνικών έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) που πληρούν τις προϋπο¬ 
θέσεις συμμετοχής του άρθρου 16 του π.δ. 437/1981. 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 2.942,71 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έξι (6) μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην 
έδρα του Δασαρχείου Ολυμπίας στα Κρέστενα του Ν. 
Ηλείας (Αρμόδιος: Β. Γιακουμής τηλ. 26250724000) τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της 
μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδια¬ 
φερομένους μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και 
το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή σχετικής αίτησης στο Δασαρχείο 
(Αρμόδιος Β. Γιακουμής, τηλ.: 26250-24000). 

Κρέστενα, 13 Μαρτίου 2007 

Ο Δασάρχης 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

Αριθμ. 2960 

Ο Δήμαρχος Καλαμπάκας, 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του π.δ. 3463/2006. 

2. Τις διατάξεις τον άρθρου 13 το ν. 2503/1997. 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 28/1980. 

4. Την υπ’ αριθμ. 9/2007 απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής, διακηρύσσει: 


Ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ασφάλιση των 
οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, με κριτήριο τη 
χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τις 27 Μαρτίου 2007 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11.30 και ώρα λήξης αποδοχής 
προσφορών την 12.00 μεσημβρινή. 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 10.527,09 € 
για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Καλαμπάκας 
και των επιχειρήσεων. 

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δη¬ 
μοτικό Κατάστημα του Δήμου Καλαμπάκας Ευθ. Βλαχά- 
βας 1 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση 
κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινω¬ 
νήσουν στο τηλέφωνο 24320 24444. 

Καλαμπάκα, 12 Μαρτίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΒΥΡΩΝ ΜΠΟΥΤΙΝΑΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 

Αριθμ. 6236 

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αμαλιάδας διενεργεί 
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης επί των αναγραφόμενων τιμών του 
τιμολογίου που αναρτάται στο χώρο εργασίας του, για 
την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑ¬ 
ΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, για το έτος 2007, 
σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Δημαρχιακή 
Επιτροπή. 

Η συντήρηση και επισκευή περιλαμβάνει προμήθεια 
και εγκατάσταση των απαραίτητων ανταλλακτικών, επι¬ 
διόρθωση και αποκατάσταση φθαρμένων μερών των 
οχημάτων και μηχανημάτων έργων, για το έτος 2007. 

Προϋπολογισμός: € 180.000,00 με το Φ.Π.Α.. 

Διατάξεις προμήθειας: υπ’ αριθμ. 11389/1993 υπουργική 
απόφαση - ΕΚΠΟΤΑ. 

Τόπος επισκευής - συντήρησης: χώρος εργασίας του 
μειοδότη ή και στο αμαξοστάσιο του Δήμου Αμαλιά¬ 
δας. 

Χρόνος παράδοσης: Ανάλογα με το είδος της επι¬ 
σκευής - συντήρησης. 

Εγγύηση συμμετοχής: Ποσοστού 2% της προϋπολο- 
γιζόμενης δαπάνης (χωρίς το Φ.Π.Α.), δηλαδή ύψους 
€ 3.025,21. 

Γλώσσα προσφορών: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 4.4.2007, 
ημέρα: Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Λαζαράκειο Δημοτικό 
Μέγαρο Αμαλιάδας και στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επι¬ 
τροπής ΕΚΠΟΤΑ. 

Πληροφορίες: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Αμαλιάδας, τηλ. 2622 038 531 όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Αμαλιάδα, 13 Μαρτίου 2007 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 
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08) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Αριθμ. 2027 

Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών - Γ.Ν.Γ. σύμφω¬ 
να με την υπ’ αριθμ. 25/21.12.2006 θέμα 4° απόφαση 
264 η /2112.2006 του Δ.Σ. προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό 
Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 394/1996 για την 
προμήθεια υγρών καυσίμων. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του είδους είναι 
260.000,00 € (διακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ) συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 17.4.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11.00 στα Γραφεία των Διοικητικών Υπη¬ 
ρεσιών του Γ.Ν.Γ. στα Γρεβενά. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν, τα φυ¬ 
σικά ή νομικά πρόσωπα μεμονωμένα ή κοινοπραξίες 
με κοινή προσφορά, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που 
ασκούν νόμιμα το εμπορικό ή βιοτεχνικό ή βιομηχανικό 
επάγγελμα ή του εμπορικού αντιπροσώπου και εφό¬ 
σον διαθέτουν αποδεδειγμένες ικανότητες, γνώσεις και 
εμπειρία. 

Δικαιολογητικά και όροι συμμετοχής αναφέρονται 
στην σχετική Διακήρυξη, την οποία οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να προμηθευτούν από την αρμόδια Υπηρε¬ 
σία του Γ.Ν.Γ. στα Γ ρεβενά (τηλ. 24620/74613, αρμόδι¬ 
ος υπάλληλος Αναστασία Ζιώγου), κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Γ ρεβενά, 13 Μαρτίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΟΣΧΟΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΓΟΥΒΩΝ 

Αριθμ. 2602 

1. Ο Δήμαρχος Γουβών, Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΠΟΛΗΣ, ΕΛΙΑΣ, ΕΠΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΩ ΒΑΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΣ, με 
προϋπολογισμό 320.000,00 ευρώ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 
232.362,5, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 
β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολο¬ 
γισμό 31.548,48. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηρακλείου, οδός 
Αλμυρού 14 - Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο, μέχρι τις 12.4.2007. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810/278455, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2810/278455, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ Μαίρη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17.4.2007, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά κατηγορία 
εργασιών (περίπτ. άρθρου 7 του π.δ. 609/1985). 


Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Τ.Υ.Δ.Κ. (άίΙρι/ΛγάΚ. 
ννθόΐιορ.ηθΐ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2 
στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑΉ Α2 ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.279,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΘΗΣΕΑΣ. Προκατα¬ 
βολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Γ ουβών. 

Γούβες, 13 Μαρτίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 

Αριθμ. 6372 

Ο Δήμαρχος Κερκυραίων προκηρύσσει την επιλογή 
αναδόχου, με τακτικό διαγωνισμό και με κριτήριο τη 
συμφβρότερη προσφορά για τους Διαγωνιζόμενους που 
πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, για το έργο «Ερευνα 
πεδίου, Συλλογή Υλικού, Μετάφραση και Τεκμηρίωση 
πολιτιστικού υλικού». Στα πλαίσια του Μέτρου 2.4 του 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Κοινωνία της Πλη¬ 
ροφορίας (ΕΠ ΚτΠ)». 

Ο προϋπολογισμός παροχής των παραπάνω υπηρε¬ 
σιών για το έτος 2006 ανέρχεται σε 22.900 € (περιλαμ- 
βανομένου Φ.Π.Α 19%) και βάρυνει τον Κ.Α. 30.7134.001 
του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2007. Το έργο 
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν¬ 
δύσεων (συνχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση 75% 
Εθνικοί πόροι 25%). Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
απαιτείται εγγύηση ποσού 1.145 €. Δικαίωμα συμμετοχής 
έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται 
με την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών. Στην ομάδα των 
διαγωνιζόμενων θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά 
πτυχιούχοΐ: 

• Αρχειονόμοι - Βιβλιοθηκονόμοι ειδικευμένοι στην 
τεκμηρίωση Αρχείων, 

• Ιστορικοί - Αρχαιολόγοι με εμπειρία στην τεκμη¬ 
ρίωση, 

• Ιστορικοί Τέχνης ή Φιλόλογοι με σχετική εμπειρία, 

οι οποίοι θα ανήκουν σε αυτοτελές γραφείο (εταιρεία) 

ή σύμπραξη γραφείων (εταιρειών) ή / και σύμπραξη ιδι- 
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ωτών επιστημόνων. Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή μελετη¬ 
τικών πτυχίων, ή άλλων μεταπτυχιακών ή διδακτορικών 
τίτλων. 

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του Αναδόχου 
εκτιμάται σε 10 μήνες, αρχίζει δε από την ημέρα υπο¬ 
γραφής του συμφωνητικού. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστη¬ 
μα, πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη, 49 100 Κέρκυρα από την 
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, την 30.3.2007 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 13.00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής 
προσφορών). 

Αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης και λοιπών πλη¬ 
ροφοριακών στοιχείων του διαγωνισμού διατίθενται 
από το γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του 
Δήμου Κερκυραίων, Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη, Κέρκυρα, 
τηλ. 26610 42601, ΡΑΧ: 26610 39500, Κότσης Γεώργιος. 
Πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα νννννν. οοάυ.ςίΓ. 

Κέρκυρα, 12 Μαρτίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΙΚΑΛΕΦ 

-♦- 

( 21 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Αριθμ. 85 

1. Αναθέτουσα αρχή: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Λ. Κνωσού 
71409 Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλ +30 2810 393141, 
393143, Ρεχ: +30 2810 393149 

2α. Διαδικασία που επελέγη για τη σύναψη της σύμβα¬ 
σης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός σε ευρώ με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές. Ο διαγωνισμός θα γίνει με κριτήριο 
τη συμφερότερη προσφορά. 

2β. Τύπος της σύμβασης προμηθειών: Θα υπογράφει 
σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 

3α. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου Κρήτης στην περιοχή Βουτών και στη 
Λεωφ. Κνωσού στο Ηράκλειο. 

3β. Φύση - αντικείμενο διαγωνισμού: Ανοικτός διεθνής 
διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανά¬ 
θεση του έργου της καθαριότητας: 

1) των κτιρίων Φυσικής - Βιολογίας του Π.Κ. στο Ηρά¬ 
κλειο (περιοχή Βουτών) εκτάσεως 25.000 τ.μ. περίπου, 
μηνιαίας προϋπολογισμένης δαπάνης 9.749,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2) του Λευκού κτιρίου (Ροτόντα - Πρυτανεία - κ.λπ.) 
και του κτιρίου της παλιάς Τεχνικής Υπηρεσίας του Π.Κ. 
στη Λ. Κνωσού εκτάσεως 7.000 τ.μ. περίπου, μηνιαίας 
προϋπολογισμένης δαπάνης 3.005,00 ευρώ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

3) του κτιρίου Χημείας του Π.Κ. στο Ηράκλειο (περι¬ 
οχή Βουτών), εκτάσεως 13.000 τ.μ. περίπου, μηνιαίας 
προϋπολογισμένης δαπάνη των 5.325,00 Ευρώ συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

Συνολική διετής προϋπολογισμένη δαπάνη 433.896,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

3γ. Αριθμός Ταξινόμησης: Ταξινόμηση κατά ΘΡ\/: 
74700000, ταξινόμηση κατά ΘΡΘ: 874. 

3δ. Δυνατότητα προμηθευτών να υποβάλλουν προσφο¬ 
ρές για μέρος του έργου: Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
υποβάλλουν προσφορά και για μέρος των ζητουμένων 
υπηρεσιών (προσφορά και για ένα μόνο κτίριο). 


4. Ταχθείσα προθεσμία παράδοσης / διάρκεια σύμ¬ 
βασης: Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 2 ετών από την 
ημερομηνία έναρξης παροχής των υπηρεσιών. 

5α. Επωνυμία/ διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία 
είναι δυνατό να ζητηθούν οι συγγραφές υποχρεώσεων 
και τα τεύχη της σύμβασης: 

Πανεπιστήμιο Κρήτης - ϋηίνθΓδίίγ οΐ ΘγθΙθ 

Υποδ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Π.Κ. - ΡίηεηοίαΙ 
δθΓνίσθε ϋθρ3Γΐπΐθηί 

Στο Ηράκλειο - Τμήμα Προμηθειών - Κηοεοε Ανο ΘΒ - 
714 09 ΗθΓ3ΐ<Ιίοη ΘγθΙθ 

Λ. Κνωσού 71409 Ηράκλειο Κρήτης - Θγθθοθ 

Τηλ./ΤθΙ.: +30 2810 393139, 393141, Ραχ: +30 2810 
393149. 

5β. Προθεσμία υποβολής της αίτησης αυτής: 2 Μάίου 
2007. 

δγ.Ύψος και τρόπος πληρωμής του ποσού που πρέπει 
να καταβληθεί για την απόκτηση των: Την Αναλυτική 
διακήρυξη του διαγωνισμού θα μπορούν να παραλαμ- 
βάνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Π.Κ. στο Ηρά¬ 
κλειο (δ/νση και πληροφ. όπως παραπάνω), έναντι του 
ποσού των 15,00 €, αφού προσκομίσουν την απόδειξη 
κατάθεσης του συγκεκριμένου ποσού στον υπ’ αριθμ. 
37403002025-81 λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρή¬ 
της στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Εναλλακτικά, 
θα μπορούν να παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη σε ηλε¬ 
κτρονική μορφή, με ο-πιαίΙ χωρίς χρέωση (πληρ. στην 
ιστοσελίδα νννννν.εάηηίη.υοο.ςίΓ/ρΓοπιννθό 

6α. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Τετάρτη 9 
Μάίου 2007 και ώρα 14:30. 

6β. Διεύθυνση στην οποία θα σταλούν οι προσφορές: 
Όπως αναγράφεται στο εδάφιο 5α. 

6γ. Γλώσσα στην οποία θα συνταχθούν οι προσφορές: 
Ελληνική. 

7α. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην 
αποσφράγιση των προσφορών: Οι συμμετέχοντες ή 
νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι αυτών. 

7β. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των 
προσφορών: Πέμπτη 10 Μάίου 2007 και ώρα 11:00 π.μ. στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γραφεία της Υποδ/νσης Οικονομι¬ 
κής Διαχ/σης στο Ηράκλειο (δ/νση: παράγραφος 5α) 

8. Απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις: α) 
Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από εγγυητική 
επιστολή Τραπέζης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, 
ποσού ίσου με: 

I) για τα κτίρια Φυσικής - Βιολογίας 11.699,00 € 

II) για το Λευκό κτίριο (Πρυτανεία) και 

το κτίριο της παλιάς Τεχνικής Υπηρεσίας 3.600,00 € 

III) για το κτίριο Χημείας 6.390,00 € 

β) Για την υπογραφή της σύμβασης / συμβάσεων ο 

ανάδοχος / ανάδοχοι θα προσκομίσει/σουν Εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 10% της 
συνολικής συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α.. 

9. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η 
δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 
Ιδρύματος και η πληρωμή θα γίνεται με τακτικό χρημα¬ 
τικό ένταλμα. Τον ανάδοχο βαρύνουν: κρατήσεις 3,1% 
περίπου υπέρ ΜΤΠΥ και παρακράτηση φόρου 8% επί 
του ποσού της αμοιβής χωρίς το Φ.Π.Α.. 

10. Βασικοί όροι συμμετοχής υποψηφίων και ειδικοί 
περιορισμοί: Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων 
στο διαγωνισμό και προκειμένου να διαπιστωθεί η φε- 
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ρεγγυότητα τους, η επαγγελματική αξιοπιστία, τους, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

α. Εάν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργα¬ 
σιών, αναγκαστική διαχείριση, έχει έλθει σε συμβιβασμό 
με τους πιστωτές ή οι εργασίες της επιχειρήσεως του 
έχουν ανασταλεί ή τελεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κα¬ 
τάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που 
προβλέπεται από νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις 
της χώρας εγκατάστασης του προμηθευτή. 

β. Εάν βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 
ή σε διαδικασία έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
διαχείρισης συμβιβασμού με τους πιστωτές ή υπόκειται 
σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες που προβλέπονται από 
τις νομοθετικές ή κανονιστικές διαδικασίες που προ- 
βλέπονται από τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις 
της χώρας εγκατάστασης του προμηθευτή. 

γ. Εάν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση 
για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δρα¬ 
στηριότητα. 

δ. Εάν υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελματικού πα¬ 
ραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο. 

ε. Εάν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφα- 
λίσεως, σύμφωνα με τους νόμους της χώρας εγκατα- 
στάσεως του. 

στ. Εάν έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρε¬ 
ώσεις όπως προβλέπεται από τους νόμους της χώρας 
εγκαταστάσεως του. 

ζ. Εάν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την πα¬ 
ροχή πληροφοριών που απαιτούνται. 

11. Δικαιούμενοι συμμετοχής: α) Φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα που δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες καθαρι¬ 
ότητας και β) Κοινοπραξίες ή συμπράξεις παρεχόντων 
υπηρεσίες συναφείς με τις ζητούμενες στη διακήρυξη. 

Σε περίπτωση που κατακυρωθεί ο διαγωνισμός σε 
ένωση ή κοινοπραξία, θα πρέπει η ένωση ή η κοινοπρα¬ 
ξία να περιβληθεί με νομική μορφή. 

Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη 
διαδικασία διαγωνισμού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος 
του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα 
παρακάτω αδικήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο 
άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μάΐου 
1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερό¬ 
ντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομος δραστηριό¬ 
τητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ 
ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρό¬ 
ληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστή¬ 
ματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. 

12. Αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις προκει- 
μένου να διαπιστωθεί αν συντρέχει το πιίηίπιυπι των 
οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων που πρέπει 
να πληροί ο προμηθευτής: Για τη συμμετοχή τους στο 
διαγωνισμό και προκειμένου να διαπιστωθεί η χρηματο¬ 


πιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση τους, 
οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν. 

α) Τραπεζικά έγγραφα ή πιστοποιητικά ασφαλιστικής 
κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων. 

β) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στις 
περιπτώσεις όπου η δημοσίευση τους είναι υποχρεωτική 
σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο παρέχων υπηρεσίες. 

γ) Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασι¬ 
ών και περί του κύκλου εργασιών ως προς την παροχή 
παρόμοιων με τις ζητούμενες υπηρεσιών κατά τις τρεις 
προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού, οικονομικές 
χρήσεις. 

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και προκει¬ 
μένου να διαπιστωθεί η τεχνική ικανότητα οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν: 

α) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας. 

β) Κατάσταση του τεχνικού εξοπλισμού που απαιτείται 
και θα διαθέσει ο ανάδοχος/οι για την σωστή παροχή 
υπηρεσιών. 

γ) Κατάσταση (αριθμός ατόμων) του απαιτούμενου 
έμπειρου προσωπικού που θα διατεθεί για κάθε κτίριο 
χωριστά εκ μέρους του αναδόχου/ων με αναφορά στην 
εμπειρία και ειδίκευση τους σε παρόμοιες εργασίες. 

13. Ειδικά στοιχεία που απαιτούνται ως τεχνικές προ¬ 
διαγραφές: Δεν απαιτούνται ειδικά στοιχεία ως τεχνικές 
προδιαγραφές. 

14. Χρονικό διάστημα που δεσμεύεται ο προμηθευτής 
από την προσφορά του: Ενενήντα (90) ημέρες από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και 
για το χρόνο που αποδέχθηκαν οι υποψήφιοι να παρα¬ 
τείνουν την προσφορά τους. 

15. Κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης: Η 
ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με κριτήριο τη συμφε- 
ρότερη προσφορά. 

16. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υπο¬ 
βολή εναλλακτικών προσφορών. 

17. Λοιπές πληροφορίες: Συνολική διετής προϋπολογι¬ 
σμένη δαπάνη 433.896,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.. 

18. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην υπ- 
πρεσία επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτή¬ 
των: 13 Μαρτίου 2007. 

19. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο 
τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυ- 
βερνήσεως: 16 Μαρτίου 2007. 

20. Δεν έχει δημοσιευθεί προκαταρκτική ενημερωτική 
ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

21. Η σύμβαση δεν καλύπτεται από τη συμφωνία της 
Π.Ο.Ε.. 

Ηράκλειο, 14 Μαρτίου 2007 
Η Αντιπρύτανης 

Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
ΜΑΡΟΥΔΙΩ ΚΕΝΤΟΥΡΗ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Αριθμ. 3091 

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει πρόχειρο ανοι¬ 
χτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 
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κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, «Προμήθεια Ζωοτρο¬ 
φών» ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.558,64 € (δεκαέξι 
χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα 
τεσσάρων λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, 
σύμφωνα με την 2/2007 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών. 

Κριτήριο για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι 
η χαμηλότερη τιμή. Η παράδοση των ζωοτροφών θα 
γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του παρα¬ 
λήπτη με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης και για 8 (οκτώ) μήνες. 
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης, με την 
κράτηση υπέρ ΤΑΔΚΥ 2% και με κάθε είδους νόμιμες 
κρατήσεις και φόρους. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 28.3.2007 και από ώρα 
09:30 π.μ. (έναρξη) μέχρι 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προ¬ 
σφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του ν. 2286/1995. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) δηλαδή 827,93 €, για 
κάθε διαγωνιζόμενο και θα κατατίθεται υπό μορφή 
γραμματίου του Τ.Π. και Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν τα τεύχη δημο- 
πράτησης από τη Διεύθυνση Τ.Υ., Τμήμα Μελετών του 
Δήμου Καστοριάς (τηλ. 24670-24459). 

Καστοριά, 12 Μαρτίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΙΣΗΣ 

-♦- 

(23) 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προκηρύσσει Ανοι¬ 
κτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, «για τη 
προμήθεια υπηρεσιών Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πηγών, 
Εξυπηρέτησης Συνδέσμων και Διαδικτυακής Πύλης Ηλε¬ 
κτρονικών Πηγών, στο πλαίσιο του ενταγμένου έργου: 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΕΜΠ ΑΡΙΑΔΝΗ» του ΕΠΕΑΕΚII (Κατηγορία Πράξεων 2.1.3.6 
Ενίσχυση και εμπλουτισμός Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών)», 
προϋπολογισμού 90.000,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.) με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ). 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Φυσικά πρόσωπα (Ελ¬ 
ληνες πολίτες και Αλλοδαπού, Νομικά πρόσωπα Ημεδα¬ 
πά ή Αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες 
Προμηθευτών. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 19.4.2007 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) 
στο Γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
στην Πολυτεχνειούπολη (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζω¬ 
γράφου Αθήνα). 

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται κατάθε¬ 
ση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής αξίας 4.500,00 € 
(συμπ. Φ.Π.Α.) η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα 
ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με το 
άρθρο 25 του π.δ. 394/1996), χρονικής διάρκειας τριών 


(3) μηνών από την επομένη της διεξαγωγής του δια¬ 
γωνισμού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν 
δεν είναι στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρονται στο 
σύνολο των υπηρεσιών και η εγγύηση ορίζεται στο 5% 
της αντίστοιχης προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

Ως τόπος παράδοσης των υπηρεσιών ορίζεται η Κε¬ 
ντρική Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. στην Πολυτεχνειούπολη 
Ζωγράφου. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό 
δίδονται από τον αρμόδιο υπάλληλο Γ. Φίλιππο στο 
τηλέφωνο 210 7724033. 

Τα τεύχη της διακήρυξης παραλαμβάνονται από τους 
ενδιαφερομένους, κατά τις εργάσιμες ημέρες, τις ώρες 
9.00 -13.30 και μέχρι τις 16.4.2007 από το γραφείο του 
Τμήματος Προμηθειών, ισόγειο κτιρίου Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου με την αντι¬ 
καταβολή 10 € (ευρώ) στο ταμείο του Ε.Μ.Π.. 

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 

Ο Αντιπρύτανης 
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΟΛΥΖΟΣ 

- ♦ - 

(24) 

Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ. 3069 

Ανακοινώνουμε ότι το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ», μαται¬ 
ώνει τον δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη 
χορηγητή Νωπών Κοτόπουλων, για ένα έτος, με κριτήριο 
κατακύρωσης το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 
επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης 
Μ.Λ.Τ. πώλησης των ειδών από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών, κατά 
την ημερομηνία χορήγησης αυτών, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 4/31.1.2007 (θέμα 37°) απόφαση Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου με (Α.Δ. 61/06) και επαναπροκηρύσσει αυτόν με 
(Α.Δ. 21/07) και με σύντμηση προθεσμιών. 

• Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνο¬ 
λικά στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.. 

• Γλώσσα Ελληνική. 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 27 η 
Μαρτίου 2007 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης την 12.30 μ.μ. 
της αυτής ημερομηνίας (27.3.2007), στο γραφείο Προ¬ 
μηθειών. 

• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 
27.3.2007 και ώρα 12.30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

• Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται 
στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ή όπως ανα¬ 
λυτικά αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

• Χρόνος ισχύος προσφορών 120 ημέρες. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

• Η χρηματοδότηση βαρύνει τον σχετικό ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και η πληρωμή θα 
γίνεται σύμφωνα με το π.δ. 166 (Φ.Ε.Κ. 138/5.6.2003). 

• Ημερομηνία περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
δεν απαιτείται. 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 12.3.2007. 

• Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από 
το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγο¬ 
ράς. 
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• Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 
π.μ. έως 14.30 μ.μ. από το Γραφείο Προμηθειών τηλ. 
210-745.65.50. 

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2007 

Ο Διοικητής 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΛΛΗΣ 

- ♦ - 

(25) 

Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 

Αριθμ. 3158 

Ανακοινώνουμε ότι το «ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ», μα¬ 
ταιώνει τον δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανά¬ 
δειξη χορηγητή γιαουρτιού και νωπού παστεριωμένου 
γάλακτος, για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7/28.2.2007 
(θέμα 18°) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με (Α.Δ. 
55/06) και επαναπροκηρύσσει αυτόν με (Α.Δ. 27/07) και 
με σύντμηση προθεσμιών. 

• Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συ¬ 
νολικά στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ 
(120.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.. 

• Γλώσσα Ελληνική. 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 30 η 
Μαρτίου 2007 ημέρα Παρασκευή με ώρα λήξης την 12.30 
μ.μ. της αυτής ημερομηνίας (30.3.2007), στο γραφείο 
Προμηθειών. 

• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 
30.3.2007 και ώρα 12.30 μ.μ. στο Λαϊκό Νοσοκομείο. 

• Η εγγύηση συμμετοχής που απαιτείται ανέρχεται 
στο 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ή όπως ανα¬ 
λυτικά αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης. 

• Χρόνος ισχύος προσφορών 120 ημέρες. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

• Η χρηματοδότηση βαρύνει τον σχετικό ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και η πληρωμή θα 
γίνεται σύμφωνα με το π.δ. 166 (Φ.Ε.Κ. 138/5.6.2003). 

• Ημερομηνία περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
δεν απαιτείται. 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την 13.3.2007. 

• Η διακήρυξη θα διατίθεται στους προμηθευτές από 
το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου με απόδειξη αγο¬ 
ράς. 

• Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 
π.μ. έως 14.30 μ.μ. από το Γραφείο Προμηθειών τηλ. 
210-745.65.50. 

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2007 

Ο Διοικητής 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΛΛΗΣ 

-♦- 

(26) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ 

Αριθμ. 763 

1. Ο Δήμαρχος του Δήμου Κοντοβαζαίνης διακηρύσσει 
την επιλογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το 
σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτω¬ 
σης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο 
ομαδοποιημένων Τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομα- 
λότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 


έκπτωσης (άρθρο 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 
και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση του 
έργου «Βελτίωση Δικτύων εσωτερικής οδοποιίας Δ.Δ. 
Δ. Κοντοβάζαινας». 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
496.230,00 ευρώ και η προσφορά που θα υποβληθεί θα 
αφορά το σύνολο του έργου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας 
του έργου ανέρχεται σε 496.230,00 ευρώ και αναλύεται 
σε 

Δαπάνη Εργασιών 299.039,00 ευρώ. 

Γενικά έξοδα καΓΟφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 53.827,02 
ευρώ. 

Πρόβλεψη Απολογιστικών: 0,00 ευρώ 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασι¬ 
ών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 52.929,90 ευρώ. 

Αναθεώρηση 11.204,08 ευρώ. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 79.230,00 ευρώ. 

Ο προϋπολογισμός (με Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα) 
αφορά τις κατηγορίες εργασιών: Οδοποιίας: 405.795,92 
ευρώ. 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου Δήμος Κοντοβαζαϊ- 
νης. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το 
ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν. 3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερο¬ 
μηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δη¬ 
μοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του 
τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. 

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Δήμου Κοντοβαζαίνης Ν. Αρκαδίας στις 3.4.2007, ημέρα 
Τρίτη. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 3.4.2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Προγράμ¬ 
ματος Ο.Π.Α.Α.Χ.. 

7. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 1 η και άνω τάξη, για Επιχειρήσεις με έδρα 
εκτός Νομού και στη 1 η και άνω τάξη, για Επιχειρήσεις 
με έδρα ή δηλωμένο δεύτερο Νομό (που δηλώνεται 
στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και αναφέρεται στη 
βεβαίωση εγγραφής), για έργα κατηγορίας οδοποιίας. 

Α2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

Α3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω Α2, κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων Α1, Α2 και Α3 σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατη- 
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γορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έρ¬ 
γου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985, Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη 1 η και άνω του ΜΕΕΠ για έργα κατη¬ 
γορίας οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

8. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. 
ή του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφραση 
τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 8.116,00 € 
(2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., 
οι οποίες θα απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διε¬ 
ξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε 
στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των 
μελών της και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 
1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυητική 
επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δε θα 
είναι μικρότερη των 210 ημερολογιακών ημερών από 
την ημέρα του διαγωνισμού. 

9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορί¬ 
ζεται σε 180 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης 
της. 

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) ημε¬ 
ρολογιακοί μήνες. 


11. Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών Χρη¬ 
ματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας υφίσταται 
στις περιπτώσεις δημοπράτησης έργων με συνολικό 
προϋπολογισμό ανώτερο της ανώτερο της 4 ης τάξης 
του ΜΕΕΠ, (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

12. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται 
από το Δήμο Κοντοβαζαίνης Ν. Αρκαδίας, Πληροφορίες: 
τηλ ■ 27970-23901 ΡΑΧ: 27970-23900. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δήμος 
Κοντοβαζαίνης), εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο ερ¬ 
γάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφο¬ 
ρών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) 
και χορηγούνται το αργότερο εντός της επομένης ερ¬ 
γάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγη¬ 
σης. Γ ια την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ., στα 
γραφεία του Δήμου Κοντοβαζαίνης που διεξάγει το δια¬ 
γωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 
φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβα¬ 
ση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συ¬ 
νεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης 
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
υπηρεσία αποστέλλει το ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μετα¬ 
φοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες, θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Κοντοβάζαινα, 9 Μαρτίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΗΛΙΑΣ X. ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ 
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